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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 176 

8 Μαίου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 57689/738 

Η Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας, Περιφερειακή Ενό¬ 
τητα Ευρυτανίας, ύστερα από την απόφαση 44408/525/ 
03-04-2015 με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπρά- 
τησης για την εκτέλεση του Έργου: 

"Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή τεχνικών Εθνι¬ 
κού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δή¬ 
μου Καρπενησιού" προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ 
με το ΦΠΑ, με υπάρχουσα πίστωση για το 2015 το ποσό 
των 100.000,00€, προκηρύσσει: 

Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 για την 
εκτέλεση του παραπάνω Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
26/5/2015 ημέρα Τρίτη στις 10,00 το πρωί (ώρα λήξης 
επίδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων που έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός 
Κατσαντώνη 2). 

Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3669/2008 γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η Εγγύηση για την συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορί¬ 
ζεται σε 3.903,00 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% της προ- 
ϋπολογιζόμενης δαπάνης του Έργου που δημοπρατεί- 
ται, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3669/2008 και την 
ανάλογη στρογγύλευση. 

Το έργο προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις των ΣΑΕΠ566 Περιφέ¬ 
ρειας Στερεός Ελλάδος, ΠΈ. Ευρυτανίας. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΔΤΕ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέ¬ 
φωνο 2237352417, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά 
Τεύχη Δημοπράτησης μέχρι και την Πέμπτη 21/05/2015. 

Καρπενήσι, 4 Μαίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 

Ο Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις, του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειες 
του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
της υπουργικής απόφασης 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει 
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την ΧΑΜΗ¬ 
ΛΟΤΕΡΗ τιμή για το σύνολο της προμήθειας ή σε ομά¬ 
δες, με τίτλο μελέτης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 144.879,73€ 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 13%, από ιδίους 
πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α.10.6061.00, 15.6061.00, 
15.6474.08, 15.699.08, 20.6061.00, 30.6061.00, 35.6061.00, 
45.6061.00 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. 

Με την 247/2014 απόφαση της Οικον. Επιτροπής εγκρί- 
θηκαν οι τεχνικές περιγραφές της μελέτης, καθορίσθη- 
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καν οι όροι διακήρυξης και ο τρόπος εκτέλεσης του 
διαγωνισμού και έγινε η διάθεση της πίστωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό 2% του 
προϋπολογισμού, χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλ. για την ομάδα 
Α' ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ποσού 1.733,66€, 
για την ομάδα Β' ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣ¬ 
ΜΟ ποσού 398,67€, για την ομάδα Γ' ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ποσού 236,00€, για 
την ομάδα Δ' ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩ¬ 
ΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ποσού 195,92€. 

Καταλητική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 
ώρα 15:00:00. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο Δημο¬ 
τικό κατάστημα του Δήμου Παύλου Μελά, που βρίσκεται 
στην οδό Καραολή και Δημητρίου 1, στην Σταυρούπολη- 
ΤΚ 56430, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής τέσσερεις 
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: 
νννννν.ρανΙοεπίΘίαε.ρΓ από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο καθώς και στην 
διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓΟΓπίΙΐΊθυε.ρον.ρΓ του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Επιπλέον, αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο¬ 
μείου στους ενδιαφερομένους, κατόπιν επικοινωνίας με 
το Τμήμα Προμηθειών στο θ-ιπαίΙ: αΙοίίΚαίρενΙοεπηθΙαε.ρΓ- 

Πληροφορίες: Αρμόδια υπάλληλος: Αγγέλου Κυ¬ 
ριακή, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2313302907-8-9, φαξ: 
2313302910, β-ιτιαΝ: αΙοίίίΐαΐρανΙοεπηθΙεε.ρΓ· 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Ο Δήμος Αμυνταίου διακηρύττει ότι την 26η του μη¬ 
νάς Μάίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Αμυνταίου, 4ος όροφος, Γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με 
το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης (άρθρο 4 του Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, 
Ν. 4072/2012, Ν.3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, 
Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Δ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά καθαιρέσεις, 
με προϋπολογισμό 244,25 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Σκυροδέματα, με 
προϋπολογισμό 1.759,59 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 


και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία Δίκτυα (υδραυλικά, ηλε¬ 
κτρικά), με προϋπολογισμό 9.136,48 (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατηγορία Επενδύσεις, 
επιστρώσεις, με προϋπολογισμό 23.253,28 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ε) κατηγορία 
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, με προϋπολογισμό 
12.895,98 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
στ) κατηγορία Λοιπά, τελειώματα, με προϋπολογισμό 
10.438,04 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με θεώρηση από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου, ανέρχεται στο 
ποσό των 57.727,62 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 72.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Δημαρχείο Αμυνταίου, 4ος όροφος, 
Γρ. Νικολάίδη 2, 53200 Αμύνταιο, μέχρι τις 20/5/2015 
(ημερομηνία). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β 
(ΦΕΚ 664/Β/21.04.2015) και λήφθηκε υπόψη η Απόφαση 
με θέμα:«Εγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνι¬ 
κών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα ». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: Μεμονωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

• εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 

Α1 τάξη και άνω και χωρίς περιορισμούς ως προς τα 
κατώτατα όρια, για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΩΝ (προϋπολογισμός 48.591,14 ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Α1 τάξη και άνω και χωρίς περιορισμούς ως προς τα 
κατώτατα όρια, για έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισμός 9.136,48 ευρώ που 
περιλαμβάνει δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

• προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

• Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφε¬ 
ρειακών Ενοτήτων Επιχειρήσεις που ασκούνται από Ερ¬ 
γοδηγούς Πτυχιούχους των Μέσων Τεχνικών Σχολών 
α) για Οικοδομικά έργα με δωδεκαετή και άνω κατα- 
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σκευαστική εμπειρία, β) για Ηλεκτρομηχανολογικά έργα 
με τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία 

Επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών 
αδειών α) για Οικοδομικά έργα με δωδεκαετή και άνω 
κατασκευαστική εμπειρία, β) για Ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα με τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία 

Επιχειρήσεις που ασκούνται από Εμπειροτέχνες α) για 
Οικοδομικά έργα με δεκατετραετή και άνω κατασκευ¬ 
αστική εμπειρία, β) για Ηλεκτρομηχανολογικά έργα με 
τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία 

Επιχειρήσεις που ασκούνται από Υπομηχανικούς, Πτυ- 
χιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ α) για Οικοδομικά έργα μετά 
τριετία από λήψης πτυχίου β) για Ηλεκτρομηχανολογικά 
έργα μετά τριετία από λήψης πτυχίου 

1. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (κύρια κατηγορία). Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 
% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύ¬ 
λια του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.160,00 ευρώ και η σχετική εγγυη¬ 
τική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αμυνταίου. 
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών (πρέπει 
να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 26/12/2015), μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες (κατά τη διάταξη του 
άρθρου 24 παρ.2 του ΚΔΕ από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών). 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 (ενενή¬ 
ντα) ημερολογιακές ημέρες. 


Το έργο χρηματοδοτείται από το Τοπικό Πρόγραμ¬ 
μα Προσέγγισης ΙΕΑϋΕΠ της Ομάδας Τοπικής Δράσης 
(ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Φλώρινας Ανώνυμης Εταιρείας - 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». 

Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την 
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αμυνταίου, αρμόδιος 
υπάλληλος Νικόλαος Κοντινής (τηλ.: 2386350132 Φαξ: 
2386350133) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυ¬ 
νταίου (τηλ.: 2386350159 Φαξ: 2386350133), τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αμύνταιο, 24 Απριλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Ο Δήμος Αμυνταίου διακηρύττει ότι την 26 του μη¬ 
νάς Μα'ίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Αμυνταίου, 4ος όροφος, Γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το 
σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομα- 
λότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 
του Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελ¬ 
τιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4072/2012, Ν.3669/2008, 
Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, 
Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, 
Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΑΡΙΚΟΥ». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949098 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΑΡΙΚΟΥ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Χωματουργικά, με προϋπολο¬ 
γισμό 79.952,50 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), β) κατηγορία Τεχνικά Έργα, με προϋπολογισμό 
7.239,15 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
γ) κατηγορία Οδοστρωσία, με προϋπολογισμό 92.591,90 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατη¬ 
γορία Ασφαλτικά, με προϋπολογισμό 213.224,24 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ε) κατηγορία Σή- 
μανση-Ασφάλεια, με προϋπολογισμό 94.786,73 (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με θεώρηση από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου, ανέρχεται στο 
ποσό των 487.791,52 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 615.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Δημαρχείο Αμυνταίου, 4ος όροφος, 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Γρ. Νικολαΐδη 2, 53200 Αμύνταιο, μέχρι τις 20/5/2015 
(ημερομηνία). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β (ΦΕΚ 664/Β/21.04.2015) και λήφθηκε υπόψη η Απόφαση 
με θέμα: «Εγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνι¬ 
κών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα ». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

• εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, για 
έργα κατηγορίας ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (προϋπολογισμός 
487.791,52 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

• προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφω¬ 
νίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

• Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
του Φ.Π.Α. δηλαδή 10.000,00 ευρώ και η σχετική εγγυη¬ 
τική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αμυνταίου. 
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες (κατά τη διάταξη του 
άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ από την ημερομηνία υποβο¬ 
λής των προσφορών). 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 120 (εκατόν 
είκοσι) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8) 

Δίνατε να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την 
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αμυνταίου, αρμόδιος 
υπάλληλος Νικόλαος Κοντινής (τηλ.: 2386350132 Φαξ: 
2386350133) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμυ¬ 
νταίου (τηλ.: 2386350159 Φαξ: 2386350133), τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αμύνταιο, 24 Απριλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 


Αριθμ. 3283 

Ο Δήμος Βιάννου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει 
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 2015-2016 
με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση εντύπου 
προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 
και του Δ.Κ.Κ. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσίας 
είναι 60.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και προέρχεται από 
Έσοδα 

Διατιθέμενη πίστωση 2015 είναι 73.800,00 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 13-05-2015 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Βιάννου από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 
Ευρώ, με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε- 
ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Βιάννου 

Για την παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδια¬ 
φερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των 0,00 €. 

Τα συμβατικά τεύχη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
νν\Λ/\Λ/.νί3ηηο5.9ον.ς)ΐ·, σε ηλεκτρονική μορφή. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Βιάννου Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μπουζουνιε- 
ράκη Νίκη τηλ 28953 40164 -160. 

Ανω Βιάννος, 4 Μαΐου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αριθμ. 13633/4-5-2015 

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύττει ότι την 26η του μηνός 
Μάίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Άρτας 
Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, θα διεξαχθεί με ανοι¬ 
χτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπλη¬ 
ρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρε¬ 
σίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
Ν. 4072/2012, Ν.3669/2008, Ν. 3263/2004, Ν. 3212/2003, 
Ν. 2940/2001, Ν. 2372/1996, Ν. 2338/1995, Ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του Π.Δ. 334/2000, Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ 
Αμμότοπου ('Αγ. Ανάργυροι- Κιάφα, Τζούκα-Κρανού- 
λες και Συν/σμός Αμπέλια-Παλιούρια». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 949302 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 
555.000.00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασι¬ 
ών του έργου, με βάση τη μελέτη με θεώρησης στις 
5-12-2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, 
ανέρχεται στο ποσό των 447.514,92 Ευρώ (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση, Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 555.000,00 ευρώ (με 
αναθεώρηση, Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Αρταίων στην Αρτα, Περιφερειακή οδός και 
Αυξεντίου, μέχρι τις 21-05-2015. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω, για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 


και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων .με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 

του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλιο 
του Φ.Π.Α. δηλαδή 9.024,39 ευρώ και η σχετική εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αρταίων. Η 
ισχύς της θα είναι τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μηνών. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερις 
(4) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8) 

Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την 
Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν 
οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Αρταίων, αρμόδιος 
υπάλληλος Χριστίνα Ζουμπούλη (τηλ.: 2681362230 Φαξ: 
2681362254) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρτα, 4 Μάίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
Αριθμ. 13637/4-5-2015 

1. Ο Δήμος Αρχαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Επισκευή Σχολικών 
Συγκροτημάτων στο Δήμο Αρχαίων».Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ (δα¬ 
πάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα και ΦΠΑ) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ) από την έδρα της υπηρεσίας Αυ¬ 
ξεντίου και Περιφερειακή οδός, μέχρι τις 21-05-2015. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362230, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ζουμπούλη Χριστίνα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-05-2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με τον νόμο 3669/2008 
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή 
Δημοσίων έργων. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβα¬ 
σης είναι η χαμηλότερη τιμή και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 
τάξεις α) Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. της χώρας των, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, γ) Αλλοδαποί δια- 
γωνιζόμενοι εφόσον την τελευταία πενταετία έχουν 
εκτελέσει παρόμοια έργα (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο στην χώρα τους όπου δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι ΜΕΕΠ. δ) Κοινοπραξίες εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και 
γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο 
του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν3669/2008 και με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2439,02 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ και δημοτικούς πόρους. Προκα¬ 
ταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίων. 

8. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις Εφημερίδες 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΑΥΓΗ, ΗΧΩ της Άρτας, ΜΑΧΗ¬ 
ΤΗΣ της Αρτας, ΑΜΒΡΑΚΙΑ της Άρτας 

Άρτα, 4 Μαίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Αριθμ. 13630/4-5-2015 

1. Ο Δήμος Αρχαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος 
Δημοτικής οδού στην θέση Βίραγκας της Τ.Κ. Πολύ¬ 
δροσου». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και β) κατηγορία Η/Μ 
με προϋπολογισμό 58.200,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα και ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ) από την έδρα της υπηρεσίας Αυ¬ 
ξεντίου και Περιφερειακή οδός, μέχρι τις 14-05-2015. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681362230, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2681362254, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ζουμπούλη Χριστίνα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-05-2015, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με τον νόμο 3669/2008 
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή 
Δημοσίων έργων. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβα¬ 
σης είναι η χαμηλότερη τιμή και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν.3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 
τάξεις: α) Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, β) αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. 
της χώρας των, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τά¬ 
ξεις του έργου, γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εφόσον 
την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει παρόμοια 
έργα (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο 
στην χώρα τους όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι ΜΕΕΠ. δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν3669/2008 και με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 783,75 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίων. 

8. Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στις Εφημερίδες 
ΗΧΩ της Αρτας, ΜΑΧΗΤΗΣ της Αρτας, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 
της Αρτας. 

Αρτα, 4 Μάίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 


Αριθμ. 11109 

Ο Δήμος Λεβαδέων προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διεθνή Διαγωνισμό, σε ευρώ,, για την ανάδειξη αναδό- 
χου για ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στις τιμές 
του προϋπολογισμού της μελέτης Ενδεικτικού προϋπο¬ 
λογισμού 99.240,58€ (με ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδι- 
κτυακή πύληνννννν.ρΓοηηΙΙάΘυε.οον.ρΓ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κα¬ 
ταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30 Μάίου 
2015 και ώρα 11:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 
ήτοι 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ. Γλώσσα σύνταξης 
των προσφορών είναι η Ελληνική. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες 

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμη¬ 
θευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπρα¬ 
ξίες προμηθευτών. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντι¬ 
προσφορές. 

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή απο¬ 
κλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμ¬ 
μετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποί¬ 
ας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού 
προ Φ.Π.Α. Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντι¬ 
στοιχεί σε ποσοστό 2% του συμβατικού τιμήματος με 
τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες 
από το συνολικό συμβατικό χρόνο 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώ¬ 
ροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και 
μέρες από το Δήμο Λεβαδέων (αρμόδιοι υπάλληλοι, 
Τσινόπουλος, Στεφάνου, τηλ. 2261350829). Επίσης το 
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου παρέχε¬ 
ται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και 
στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( νννννν.ρΓοπιΙΙΙίθυε.ρον.ρΓ) 

Λιβαδειά, 4 Μα'ΐου 2015 

Η Δήμαρχος 
ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Αριθμ. 137 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
επαναπροκηρύσσει τον παρακάτω Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά για την «Προμήθεια και 


εγκατάσταση ενός Κεντρικού Ψυχροστασίου για τις 
ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), προϋπολογισμού ενός εκατομμυ¬ 
ρίου ευρώ (€ 1.000.000,00) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23%. 

Αριθμός διακήρυξης: 1Ε/2013 

ΠΠΥΥ 2011: ΩΡν 42512000-8 Κ.Α.Ε: 9346 

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 423534 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΑΕ: ΕΠ0028 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ: 2011ΕΠ00280007, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙ¬ 
ΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1083612 

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 1.000.000,00 € 
με ΦΠΑ 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά. 

Φορέας εκτέλεσης: ΠΑΓΝΗ. 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Ε.Π Κρήτης & Νή¬ 
σων Αιγαίου 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 7 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην Περιφέ¬ 
ρεια Κρήτης». 

Απαιτούμενες εγγυήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να καταθέσουν εγγυητικές: 

Α) Συμμετοχής με ποσοστό 2% της συνολικής προ- 
ϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων ειδών, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Β) Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Γ) Καλής λειτουργίας ισχύος μέχρι την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας, αξίας 2,5% της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

Να έχει τεχνική κάλυψη (εθΓνίοο και ανταλλακτικά) για 
δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να καταθέσουν 
προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού. 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από την υπογραφή της μέχρι και 
τη λήξη του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας 
των μηχανημάτων (που δε μπορεί να είναι λιγότερος 
των δύο (2) ετών). 

• Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 28-04-2015 

• Ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυ¬ 
βέρνησης 08-05-2015 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 08- 
05-2015 

• Ημερομηνία Δημοσίευσης στο «Πρόγραμμα Διαύ¬ 
γεια» 29-04-2015 

• Και 29-04-2015 στη διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε. 
ρον.ρΓ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Την 19η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 
7:30 π.μ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Την 25η Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 
15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣ¬ 
ΦΟΡΩΝ: 

Την 26η Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή ώρα 10:30 π.μ. 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τα έξοδα της δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον 
Ελληνικό τύπο βαρύνουν τους προμηθευτές. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, τα δικαιολογητικά 
και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα 
πρέπει να υποβάλλουν προσφορά που γίνεται δεκτή 
μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, 
διαφορετικά είναι εκπρόθεσμη, δεν αποσφραγίζεται και 
επιστρέφεται. 

Τιμή Προσφοράς: σε Ευρώ. 

Ισχύς προσφοράς: 365 ημέρες, από την επόμενη διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού. 

Τόπος παράδοσης: Στην Αποθήκη του Νοσοκομείου. 

Δικαιολογητικά: τα προβλεπόμενα από το Π.δ. 118/2007, 
και το Π.δ. 60/2007. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρο¬ 
νικά μέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε και η διακήρυξη θα αναρ- 
τηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν.ραςρ.ςΐΓ 
(Εμφάνιση Διακηρύξεων Προμηθειών) και στη διαδικτυ- 
ακή πύλη νννννν.ρΐΌπΉΐΙτθυε.ςιον.ςΐΓ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ηράκλειο, 27 Απριλίου 2015 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝ¬ 
ΝΗΣΟΣ Α.Ε. προκηρύσσει τον υπ. αριθ. 08/2015 ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα προσφορά για την επιλογή αναδό- 
χου του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ¬ 
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪ¬ 
ΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» 
με πεδίο εφαρμογής τις Περιφερειακές Ενότητες Αρ¬ 
γολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 


Το έργο θα εκτελεστεί στα πλαίσια της Προγραμμα¬ 
τικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟ¬ 
ΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕ¬ 
ΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με πεδίο εφαρμογής τις Περι¬ 
φερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, 
Μεσσηνίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννή¬ 
σου, της οποίας συμβαλλόμενα μέρη είναι η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, και η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 210.000,00€ 
πλέον Φ.Π.Α. 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι από την 
υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/09/2015. 

Η παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για πρόσβαση 
σε έγγραφα γίνεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.οον.ρΓ 

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι 
η 15/6/2015 και ώρα 14:00. 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν ηλεκτρονικά την 16/6/2015 
και ώρα 12:00, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεωννννννν.ρΓοπιίίΙπθυε. 
ρον.ρΓ και οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτών. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύη¬ 
ση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του έργου και εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 
5% επί της συμβατικής αμοιβής. 

Διευκρινήσεις επί των της διακήρυξης μπορούν οι εν¬ 
διαφερόμενοι να ζητούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
10:00 -14:00 από την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Επισκοπή Τεγέας, Τ.Κ. 22012, Τηλ. 
2710557058, Εαχ: 2710557060,ΕπιαίΙ: (φβΙορ@οΙθηΘΐ.ς)ΐ' και 
από την ιστοσελίδα νννννν.ρθΙοροηηΙεοε.οΐ'ςι. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χριστόπουλος Λεωνίδας. 

Ημερομηνία ανάρτησης του Τεύχους Διακήρυξης στην 
ιστοσελίδα νννννν.ρΐΌηηΙΙΐΊΘυδ.ςιον.ςιΐ': 30/4/2015. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΙΤΖΗΣ 
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